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Onderwerp 

Projectbesluit herinrichting Weesperplein 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 8 maart 2016 hebben besloten: 

l.ln te stemmen met het definitief ontwerp (DO) voor de herinrichting van het 

Weesperplein met als belangrijkste onderdelen: 

a. het verbeteren van de verkeersveiligheid door het verruimen van de opstelruimte voor fietsers 
op de kruising Sarphatistraat, het verbeteren van de oversteek voor langzaam verkeer op de 
kruising Nieuwe Achtergracht en het verwijderen van de voormalige ambulancedoorsteek op de 
Valckenierstraat; 

b. het verbeteren van de doorstroming voor autoverkeer door het verwijderen van de insteekhavens 
langs de rijbanen van het Weesperplein; 

c. het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers op het 
Weesperplein door het verruimen van de loopruimte rondom de metrotoegangen Valckenierstraat 
en Sarphatistraat-West, het realiseren van 950 fietsparkeer plekken, het verwijderen van overbo¬ 
dige objecten en het verbeteren van de bewegwijzering voor gebruikers van het plein; 

d. het vernieuwen van het asfalt van rijbanen en fietspaden; 

e. het verbeteren van de waterbergingscapaciteit op het Weesperplein door het 

verwijderen van de opstaande randen in de huidige groenperken. 

2. Kennis te nemen van de investeringskosten van € 2.040.000,- voor de realisatie van het onder 
beslispunt 1 genoemde ontwerp, met als dekking een onttrekking vanuit het Centraal Mobiliteits¬ 
fonds (CMF). 

3. Kennis te nemen van de voorgenomen uitvoeringswijze met als uitgangspunten: 

a. Uitvoering van de werkzaamheden op de corridor (aanpak kruisingen Nieuwe 


Achtergracht en Sarphatistraat en de asfaltwerkzaamheden) tijdens de IJtunnelafsluiting in de zomer 
2016. Dit conform het verzoek van de Stadsregisseur. 

b. Uitvoering van de benodigde werkzaamheden voor de verbetering van de 

toegankelijkheid van metrotoegang Valckenierstraat binnen het contract van de renovatie van het me¬ 
trostation Weesperplein (juli 2017-april 2018). 

c. Uitvoering van de overige werkzaamheden op het maaiveld in het najaar van 2016. 

4. Kennis te nemen van de mogelijkheid om vanaf 2018 een deel van de fietsopgave op het 
Weesperplein in de bestaande fietsenstalling onder het Rhijnspoorplein te realiseren: 

a. De bestaande fietsenstalling kan worden uitgebreid naar maximaal 430 plekken, waardoor er op 
dat moment minder plekken op het maaiveld nodig zijn. 

b. Investeringskosten bedragen € 675.000,- (excl. BTW), dekking van deze kosten is nog niet voorzien. 
Er is een aanzienlijke bijdrage van de SRA te verwachten (95% van de subsidiabele kosten), het 
gemeentelijk aandeel kan worden gedekt vanuit het restant van de reservering voor de herinrichting 
van het Weesperplein. 
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c. Exploitatie- beheer en onderhoudskosten bedragen €180.000,- per jaar, dekking van deze kosten 
komt ten laste van de centrale stad en zijn nog niet voorzien. In de Meerjarenbegroting wordt als 
onderdeel van de Voorjaarsnota 2016 vanaf 2018 een aanvraag gedaan voor de dekking van deze 
kosten. 

d. Handhavingskosten komen ten laste van het stadsdeel Centrum en moeten nog nader uitgewerkt 
worden. 

5. In te stemmen met de verdere uitwerking van de fietsopgave op het Weesperplein 


in de bestaande fietsenstalling onder het Rhijnspoorplein. Voor de zomer 2016 volgt hierover separate 
besluitvorming met een dekkingsvoorstel waarin de kosten voor investering, exploitatie, beheer en 
onderhoud en handhaving van de stalling zijn opgenomen. 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 
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